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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 85 

19 Ιανουάριου 2015 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 4602 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη 
2η αναβάθμιση του Μεθοριακού Μετρητικού Σταθ¬ 
μού Φυσικού Αερίου Στρυμονοχωρίου (υ-2010), στη 
Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου του Δήμου Σι- 
ντίκης του Ν. Σερρών, με προσθήκη διάταξης αντί¬ 
στροφης ροής. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1. Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98). 

2. Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» 
(Α'45). 

3. Του Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 
(Α'141) -Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω¬ 
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Α' 152). 

4. Του Π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 153). 

5. Του Π.δ. 157/2013 (Α' 249) «Καθορισμός των αρμοδι¬ 
οτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμμα- 
τείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του 
Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και 
Ιδιωτικών Επενδύσεων». 

6. Του Π.δ. 116/2014 (Α' 185) «Οργανισμός του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'185), όπως 
ισχύει και της υπ’ αριθ. 54169/31-10-2014 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
(Β' 2944)». 

7. Του Π.δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (Α' 240). 

2. Το άρθρο ένατο του Ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της “Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου”» (ΦΕΚ152/Α/25-07-1975), 


όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 
15/Α/15-2-1993), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
δέκατο τέταρτο του Ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/20-03-1998), 
σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουρ¬ 
γία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και 
διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση 
και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ 
Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομη¬ 
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λει¬ 
τουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε 
κείμενη διάταξη. 

3. Το άρθρο 7 του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27-12-2005) 
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με 
το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα¬ 
ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ179/Α/22-08-2011) «Για τη λει¬ 
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 

5. Το Π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε.” και έγκριση του Καταστατικού 
της» (ΦΕΚ 31/Α/20-02-2007). 

6. Το άρθρο 29 του Ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ¬ 
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη¬ 
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
8/Α'/28-01-2009). 

7. Το Δεύτερο Μέρος του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα¬ 
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) και ιδιαίτερα 
την παράγραφο 6 του άρθρου 20. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δι¬ 
αφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 
Α' 204), και ιδίως των άρθρων 22 και 24 αυτού, όπως 
τροποποιήθηκαν αντίστοιχα και ισχύουν με τα άρθρα 4 
και 5 του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξι¬ 
ακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές 
Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 90). 
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9. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περι¬ 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μηχανο¬ 
λογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγο¬ 
νται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του Ν. 3982/2011 
“Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων 
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ 584/Β/02-03-2012). 

10. Την οικ.14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανά¬ 
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Καθορισμός παραβολών του άρθρου 28 
παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης 
των επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β/31 -12-2012). 

11. Τα άρθρα 4, 5 και 10 της οικ.483/35/Φ.15/17- 01 -2012 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη¬ 
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών 
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρό¬ 
τηση.» (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012). 

12. Το Ν. 4271/2014 «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής 
επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3908/2011 και άλλες δια¬ 
τάξεις» (ΦΕΚ 144/Α/28-06-2014). 

13. Την Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μετα¬ 
φοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 
άνω των 16 όαΓ» (ΦΕΚ 603/Α/05-03-2012), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει. 

14. Την 070783/31-03-2014 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 6654/11-04-2014) 
αίτηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με τα συνημμένα της δικαιολο- 
γητικά για τη χορήγηση Αδειας Εγκατάστασης του εν 
θέματι έργου. 

15. Τα Δ3/Α/6654/07-05-2014 και Δ3/Α/9919/14-07-2014 
έγγραφα της Δ/νσης Εγκαταστάσεως Πετρελαιοειδών 
του ΥΠΕΚΑ, με τα οποία ζητήθηκε η προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. 

16. Την 072585/22-05-2014 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 9919/05-06-2014) 
επιστολή του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία προσκομίσθηκαν 
δικαιολογητικά. 

17. Την 074460/17-07-2014 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 12183/18-07-2014) 
επιστολή του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία υπεβλήθη, υπο¬ 
γεγραμμένη αρμοδίως από τον μηχανικό της εταιρεί¬ 
ας, επικαιροποιημένη Μελέτη Ασφαλείας του εν θέματι 
έργου. 

18. Την 33845/11-05-1994 κοινή απόφαση των Υπουρ¬ 
γών ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας «Εγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό φυσικού αερίου 
και τους κλάδους του πλην του κλάδου Λαυρίου, από τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της 
νήσου Ρεβυθούσας», όπως ανανεώθηκε μέχρι 30-06-2019 
με την 141990/8-7-2009 κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

19. Την 169745/28-11-2013 απόφαση του Γενικού Δ/ 
ντη Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ «Μη Τροποποίηση της 
υπ’ αριθ. 33845/11-05-1994 κοινή υπουργική απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο “Αγωγός 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από τα Ελληνοβουλγαρι- 
κά σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυ¬ 


θούσας Μεγάρων”, όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αριθ. 
141990/08-07-2009 κοινή υπουργική απόφαση, ως προς 
τη 2η Αναβάθμιση του Μετρητικού Συνοριακού Σταθμού 
Σιδηροκάστρου», σύμφωνα με την οποία δεν επέρχονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο περιβάλλον από την 
προτεινόμενη αναβάθμιση. 

20. Το από 06-05-2014 Ερωτηματολόγιο και την από 
30-05-2014 Τεχνική Περιγραφή του έργου, συνοδευόμενα 
από τα σχέδια και τον Προϋπολογισμό που αναφέρονται 
στο έργο του θέματος. 

21. Τις από 31-03-2014 υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του αρμόδιου μηχα¬ 
νικού, περί του ελέγχου και υπογραφής του Βασικού 
Σχεδιασμού του έργου του θέματος. 

22. Τις από 31-03-2014 υπεύθυνες δηλώσεις του νό¬ 
μιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του αρμόδιου 
μηχανικού, περί του ελέγχου και υπογραφής των Τοπο- 
γραφικών Σχεδίων του έργου του θέματος. 

23. Την από 31-03-2014 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης της 
επίβλεψης κατασκευής του εν θέματι έργου στην εται¬ 
ρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

24. Τις από 26-03-2014 υπεύθυνες δηλώσεις του νό¬ 
μιμου εκπροσώπου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και 
του αρμοδίου μηχανικού, περί της ανάθεσης και της 
ανάληψης, αντίστοιχα, της επίβλεψης κατασκευής του 
εν θέματι έργου. 

25. Την από 21-05-2014 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου 
τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, κατά την οποία η εκπονηθείσα 
μελέτη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της υπουργικής 
απόφασης της παρ. 15 της παρούσας. 

26. Την από 22-05-2014 υπεύθυνη δήλωση του νόμι¬ 
μου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της πλήρους 
εξέτασης και τήρησης των κριτηρίων χωροθέτησης 
της εγκατάστασης, σύμφωνα με την περ. λ. της παρ. 1 
του Μέρους Α.1.2 του Παραρτήματος Α της υπουργικής 
απόφασης της παρ. 15 της παρούσας. 

27. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Η6021786/ 
15-05-2014 της ΔΟΥ Χολαργού, ύψους €400,00. 

28. Την απόδειξη είσπραξης με αριθμό 8943960/ 
15-05-2014 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ 
ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, ύψους € 4,51. 

29. Την από 19-05-2014 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυν¬ 
σης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών. 

30. Το υπ’ αριθ. 2837/10/12-1-2015 έγγραφο «Αποδεικτι¬ 
κό Παράδοσης - Παραλαβής φακέλου στοιχείων για το 
έργο της 2ης αναβάθμισης του Μεθοριακού Σταθμού 
Φ.Α. Στρυμονοχωρίου (Ψ-2010) με προσθήκη διάταξης 
αντίστροφης ροής στη Δημ. Εν. Σιδηροκάστρου του Δ. 
Σιντίκης του Ν. Σερρών». 

31. Την από 14-01-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Αδει- 
οδοτήσεων. 

32. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης, 
διάρκειας τριών (3) ετών, για την 2η αναβάθμιση του 
Μεθοριακού Μετρητικού Σταθμού Φυσικού Αερίου Στρυ¬ 
μονοχωρίου (υ-2010), στη Δημοτική Ενότητα Σιδηροκά- 
στρου του Δήμου Σιντίκηςτου Ν. Σερρών, με προσθήκη 
διάταξης αντίστροφης ροής, σύμφωνα με τα υποβληθέ- 
ντα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τον Προϋπολογισμό, 
το Ερωτηματολόγιο, τη Μελέτη Ασφαλείας και τα λοιπά 
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στοιχεία που περιλαμβάνονται στους φακέλους των 
σημείων 14,16 και 17 του προοιμίου της παρούσας, με 
την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνη¬ 
μονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς 
και με τους εξής όρους και περιορισμούς: 

1. Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υποβλη- 
θείσα Τεχνική Περιγραφή. 

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του 
έργου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προ¬ 
στασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της 
ευρύτερης περιοχής. 

3. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται 
από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς. 

4. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορι¬ 
σμοί της απόφασης που μνημονεύεται στο στοιχείο 18 
του προοιμίου της παρούσας και που η εφαρμογή της 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση 
του έργου. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκο¬ 
μίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

5. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρ¬ 
ρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτω¬ 
ση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να 
εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπο- 
νται στο άρθρο 2 του β.δ. 15/21-10-1922. 

6. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχε¬ 
τικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει 
η Μελέτη Εγκατάστασης και η Μελέτη Ασφαλείας, έχουν 
οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι οι 
προαναφερθείσες Μελέτες δεν εφαρμόζονται ή ότι τα 
στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα από¬ 
φαση μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

7. Η θεώρηση των σχεδίων αφορά μόνον σε θέματα 
σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας 
και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολε- 
οδομικών διατάξεων. 

8. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των β.δ. 16/17-03-1950 και β.δ. 24-11/17-12-1953 υπεύθυνη 
επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης 
πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προ- 
βλεπόμενα προσόντα. 

9. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε- 
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωσή της. 

10. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και 
εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας θα 


πρέπει να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λει¬ 
τουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από 
τις οικ.483/35/Φ.15/17-01 -2012 (ΦΕΚ158/Β/03-02-2012) και 
Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 (ΦΕΚ 603/Β/05-03-2012) υπουρ¬ 
γικές αποφάσεις, δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
ότι το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου έχει κα¬ 
τασκευαστεί σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκα¬ 
τάστασης, τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες και 
τις διατάξεις της Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 υπουργικής 
απόφασης. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, 
στην οποία να δηλώνει ότι το Σύστημα Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου επιτηρείται και συντηρείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης, και να αναφέρει 
λεπτομερώς πόσους και ποιάς ειδικότητας τεχνικούς 
θα χρησιμοποιήσει κατά το νόμο. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, περί 
της ανάθεσης σε αρμόδιους κατά νόμο τεχνικούς της 
επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατά¬ 
στασης. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου κατά νόμο τεχνι¬ 
κού, περί της αποδοχής της ανάθεσης της επίβλεψης, 
λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης. 

5. Εκπονηθείσες Μελέτες,σύμφωνα με τα εδάφια (στ), 
(ζ), (η), (θ) της παρ. 1 του Μέρους Α.1.2 (Ειδικά Δικαι- 
ολογητικά) του Παραρτήματος Α της Δ3/Α/οικ.4303/ 
22-02-2012 απόφασης. 

6. Έγγραφα ελέγχου τα οποία απαιτούνται σύμφωνα 
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

7. Σχέδια και Τεχνικά έγγραφα για την σαφή απεικόνι¬ 
ση των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου με τις ακριβείς θέσεις αυτών, σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 13 του Τεχνικού Κανονισμού του 
σημείου 13 του προοιμίου της παρούσας. 

8. Πιστοποιητικό επιτυχών αποτελεσμάτων των δο¬ 
κιμών αντοχής και στεγανότητας, κατά την παρ. 7 του 
άρθρου 13 του ίδιου Τεχνικού Κανονισμού. 

9. Πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 13 του ίδιου Τεχνικού Κανονισμού. 

10. Πρόγραμμα επιτήρησης και συντήρησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του ίδιου Τεχνικού Κανονισμού. 

11. Καταβολή παράβολου στη ΔΟΥ, σύμφωνα με την 
οικ. 14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση, 
ύψους 120 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Ιανουάριου 2015 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή; 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡΧ/Ρ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 6 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 6 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 6 

30 6 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 6 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

56 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 6 

- 

20 6 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 6 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 6 

Α.Α.Π. 

160 6 

Ε.Β.Ι. 

65 6 

Α.Ε.Δ. 

10 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 6 

Δ.Δ.Σ. 

225 6 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 6 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 6 

Β' 

320 6 

Γ' 

65 6 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 6 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 6, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.β Ι. 91 Ο 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήίίρ://νννννν.βί. 9 Γ - β-πιαΜ: ννβόπΐ3δίβΓ.βί@βί.9τ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

★ 02000851901 150004 * - 













































































